अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, जळगांव 
यांचे मोकळया जागेत कर्मचाऱ्यांकरीता 
शासकीय निवासस्थानाचे बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे बाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-१०१९/प्र.क्र.9१/राउशु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १५ फेब्रवारी, २०२१. 


वाचा:- 
१) सह आयुक्‍त (प्रशासन), राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई यांचे क्र. बीएलडी 
११२०१९/१००८०/सहा, दि.२५.०१.२०२१ चे पत्र. 
२) मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे क्र.का-३/इमा/ जळगाव /प्र.मा. 
/२३८/२०२१, दि.१५.१.२०२१. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, 
दि.१.१२.२०२०. 


शासन निर्णय:- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, जळगांव यांचे 
मोकळया जागेत कर्मचाऱ्यांकरीता शासकीय निवासस्थानाचे बांधकामासाठी सन २०२०-२१ 
च्या दरसुचीवर आधारित, रु.२,८९,०४,०००/-(एकूण दोन कोटी एकोन्नवद लक्ष चार हजार 
फक्त) (सोबतच्या सहपत्रात नमूद केल्यानुसार) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

सदर खर्च मागणी क्र. एच-८ मुख्य लेखाशिर्ष “४०५९- सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च, (१५) दारूबंदी व राज्य उत्पादन शुल्क, (१५) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४०५९ 
१०३३)- ५३ मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाळी उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.९२/२०२१/व्यय-८,दि.१५.०२.२०२१ 
अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०२१८१८१४४२०६२९ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shashank Ramakant Sawant 
Date: 2021.02.18 18:21:21 +05'30' 


(शशांक र. सावंत) 
सहपत्र : वरीलप्रमाणे कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री ,राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१०१९/प्र.क्र.७१/राउशु-१, 


. मा. प्रधान सचिव, राउझु यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक. 


४. महालेखापाल- महाराष्ट्र १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 


. महाळेखापाल- महाराष्ट्र २, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इमारती-२/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई 

. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

९. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 


१०.कक्ष अधिकारी, गृह विभाग/अर्थ-२, मंत्रालय, मुंबई 
११.निवडनस्ती-राउशु १ 


पृष्ठ २ पैकी २ 
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NAME OF WORK :- Construction of Residential Quarters Building in the Premises of Excise office at Jalgaon, | 


Jalgaon. 
ina Particular Scope Unit Rate | ए | Component Wise Total 
Norms Rs | 
ESSENTIAL ITEMS (Components ut अक: atte तळी 
1 Sub Estimate No.1 wee r 
Construction of Type - !V Residential | | 
|Quarters Building in the premises of | 
1€>ल$€ Office at Jalgaon, Dist- Jalgaon. | 
A) Ground Floor 3031 Per Sqm 3540186.00 3540186.00 
2 “Sub Estimate No.2 
[Construction of Type - Ill Residential | 
Quarters Building in the premises of | 
Excise Office at Jalgaon, Dist- Jalgaon. | 
A) Ground Floor 29222.00 [PerSqm] 451304600 | 
|B) First Floor | 27027.00 eso 4174050.00 
'C) Second Floor | 25464.00 | PerSqm | 3932660.00 | 12619756.00 
be a 0000000000 a ne | 
3 'Sub Estimate No.3 
‘Construction of Gutter Around the 3458 Per Rmt 861042.00 
Building and Road Side | 
ee) Providing Plinth Protection Around । 4112.00 Per Rmt 180517.00 
{Building (1.00 rn Wide) | 
|Providing 4.0 m Concrete Road 7613.00 Per Rmt 456780.00 1498339.00 
| | Sub Total (A 17658281.00 
Fuel Gas Pipeline NA 
Bio Digester N.A 
'Rain/Roof Water Harvesting 500000.00 Lum 500000.00 
i Sump 
Ramp For Handicaps | 500000.00 Lum 500000.00 
‘Sump 
Add for Furniture (Lumpsum) N.A. jLum NA 
|Sum 
iene Ne क iS RRA el 1000000.00 
2|Water Supply and Sanitary Works 5% of A&B} CE 
| {Sub Total (2) 895414.00 
। । | 
3 Electrical requirements : | 
‘Internal Electrification - 5 % 5% of A Lum 882914.00 
प nas Sump 
/External Electrification - 6 % 6% of A Lum 1059497.00 | 
pastas [pasa RS 22276 Pe Sump । 
& D.G.Set, Transformer, MSEB Charges | NA Lum । N.A. 
‘| Scena Sump 
ase toes System 500000.00 Lum 500000.00 
(ae eee Sump 
= = fightinng System 100000.60 Lum 100000.00 
| Sump 


Sub Total (A 
| 


fs ae 

ltt Dae rere ae 
B _|MISCELLANEOUS ITEMS 
2 Construction of Gutter Around the 


and Road Side 
Providing Plinth Protection Around 


1.00 m Wide 


Providing Concrete Road 


Arboriculture, Land Scaping & Land 
Levelli 
Parking Shed 


Sub Total (3 2542411.00 
RE Se 
22096106.00 


Considered above 


Considered above 


Considered above 


Lump 
50000.00 Sum 50000.00 
200000.00 [LUMP 200000.00 
\Sum 


Sub Total (8)! 250000.00 


aw 


aw 


4 


C OPTIONAL ITEMS 


Under Ground Water 1310_______ | 100000.00 jLum 100000.00 
Water Main Storage and basco House 100000.00 jLum 100000.00 
Bore Well = की Sump a 
Air Conditioning | N.A, Lum N.A. 
= Sump 
Lift NA Lum NA 
ats £ Sump 
External Toilets NA Lum NA 
a Sump 
AB Rooms, Area Lighting, — NAA. iLum NA. 
iGenrator _ Sump 
CCTV NA. Lum NA 
| ‘Sum | | 
200000.00 
en rere Project Cost (P) =(A) + (B) + (८ 
PROVISIONS = ee वकरलिकि C06. 66 
4% On (A) For Contingencies ______! oe 
a 5% On (A) For Green Building ____ Genie ot (alway 706331 .24 
12% On (P) For GST ea ers 2 pa See 2705532.72 
10% On(P)For Price Escalation ___ ee ००-०1 AS 2254610.60 
। । | 
Total Amount :- aE 28918911.80 
[Say | __28919000.00 
CQ 189036 (९७५४६ 
2 yo 5०5 65 हा ००७/- 
Assitant Engineer (Grade-!) Executive Engineer, 
Public Works (Const) Sub-Division Public Works Division, 
Jalgaon 
2०७०) cahy 
neer 
suporifibe: di न Cow RS 3४१०८५१००० 
Public Works Circ 
Jaig aon 


टी. 


Chief Engineer | 
p.W.Region Nashik - + 


